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BILL NO. S-92-01-/ Y 


SPECIAL ORDINANCE NO. s- /3-%2/ 


AN ORDINANCE approving Change Order No. 
1 FOR RES. 6221-91, TURTLE 
CREEK/STARDALE PAVEMENT RESTORATION with 
MERGY CONSTRUCTION COMPANY in connection 
with the Board of Public Works of the 
City of Fort Wayne, Indiana. 

NOW, THEREFORE BE IT ORDAINED BY THE COMMON COUNCIL OF 
THE CITY OF FORT WAYNE, INDIANA; 

SECTION 1. That Change Order No. 1, RES. #6221-91, 
TURTLE CREEK/STARDALE PAVEMENT RESTORATION with MERGY 
CONSTRUCTION COMPANY in connection with the Board of Public 
Works and Safety, for: 

was necesary due to an unrelated (storm 

sewer) pavement failure occurred within 

the scope of project limits. An 

emergency situation was at hand and was 

considered "hazardous" to both pedestrian 

and vehicular traffic. Repair resulted 

in an increase which is reflected 

accordingly; 
involving a net increase of Sixteen Thousand One Hundred 
Sixteen and 91/100 Dollars ($16,116.91), all as more 
particularly set forth in the specifications, and which is on 
file with the Office of the Board of Public Works and is by 
reference incorporated herein, made a part hereof, and is 
hereby in all things ratified, confirmed and approved. 

SECTION 2. That this Ordinance shall be in full force 


and effect from and after its passage and any and all 





APPROVED AS TO FORM 
AND LEGALITY 
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ae Timothy | ulay 





— , ' _ , CHANGE ORDER - : 
7 CHANGE ORDER 


a 
Change Order No. l S Resolution No. 6221-91 
T . HO 
Project No. Board Order No. 92-91. 
Name of Project TURTLE CREEK/STARDALE PAVEMENT Date bapa 
me x 
To: MERGY CONSTRUCTION CO. 
(Contractor) 


Gentlemen; 


You are hereby re 










specifications: 
[iter | Description of Change : ¡Change in Contract Price | 
No. Quantity ! Material _Unit Price: Decrease Increase j 


TURTLE CREEK/STARDALE PAVEMENT RESTORATION i 5,357.42 | 11,601.33 






| i SEE ATTACHMENTS | | 





ADDITIVE ALTERNATE : 








i 


i 
Total Decrease ` 5,907.42 ! 


! po 
Total Increase i | 22,024.33 i 
Net (Peensase) (Increase) Contract Price 16,116.91 | i 
—_— OSL 
The sum of § - 16,116.91 is hereby (added to) (Sader) the total contract 
price, and the final contract price shall be adjusted as follows: 
Original Contract Price $ 27,764.20 
Current Contract Price Adjusted by Previous Change Order $ -0= 
New Contract Price including this Change Order $_ 43,88] 1T 
A 
“he time provided for completion in the contract for this project is (unchanged) (increased) 
(ZRx by __ calendar days due to this Change Order. The date for completion 
ot all work shall be 8/31/91 + Furthermore, this document shall become an 
. trani Bree ~ Ln 
imenament to the contract add all Provisions of the contract shall apply hereto. 
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Change Order No. Van 


Resolution No. 6221-91 
Board Order No. 92-91 





REQUEST AND JUSTIFICATION FOR CHANGE 


Necessity for change: An unrelated (storm sewer) pavement failure occurred within the 
"hazardous" to both pedestrian and vehicular traffic. 
Repair resulted in an increase which is reflected accordingly. 


eee 


„ # . 
á A A»ODDA«<«-«-> 


Will proposed change alter size of the project? Yes XX No 
If yes, explain: Additional pavement replacement was substantial. Failed areas are 


now properly restored and pose no hazard to the general public. 
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Affect on operation and maintenance cost of this project: - 


A O O O O DO OO DO DO DO O DO O 











\ Kevin Okleshen, Project Engineer. :.. 


CONTRACTOR: MERGY CONST.’ CD. 


RES. NO: 6221-91 


PROJECT: TURTLE CREEK / STARDALE 


PAVEMENT RESTORATION 


CONTRACT COST ANALYSIS 


ITEM i 
NO. 


DATE: 12-16-91 


92-91 


B.0: 


1 CHANGE 5 CHANGE 5 TOTAL i TOTAL 
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MATERIAL 
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INCREASE 
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Castings Adjusted to Grade- 


11. ¡Joint & Crack Sealer 
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+ $5,357.42 1 $11,601.33 [$29,943.11 i $23,699.20 
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PROJECT: TURTLE CREEK / STARDALE 
(ADDITIVE ALTERNATE) 
CONTRACT COST ANALYSIS 
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3. ¡Bitusinous Mixture for Approache 
i (A-2 Surface) 


4, ¡Anchor Bolts (J-Type) i 
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5, #53 Stone (ospacted in place 1 
for Base Sterilization of Itea $! 


[maem n A ee an a ae a a oe ae ow we eo ee ee ee 200 0 a eee 


RES. NOs 6221-91 CONTRACTOR: MERGY CONST, CO, 
B.0: 92-91 DATE: 12-16-91 
PLAN E ACTUAL 3 UNIT | CHANGE | CHANGE | TOTAL} TOTAL 
QUANT. i QUANT, | PRICE of | to FO COST + COST 
i i t$) + DECREASE à INCREASE ' ACTUAL ' PLAN 
T E a S0 TASTE 
E E NIT NTE NE NTE 
— ry IE ry Sarr reer ts 
—_ a CIC ATEO OIE TE a ENTE 
a” TA TR 
oo | O er maar TN CES 
TOTALS: ' $550.00 | $10,423.00 $13,938.60 $4,065, 00 
DIFFERENCE; $ $0000.) 80,873.00 i Aaaa i a 











Read the fixst,time in full and on motion by 
seconded by BU Geo , and duly af 
title and referred to the Committee on 


Onference Room , City-County 
, the , day 
o'clock M., E.S.T. 


due legal notice, at the Common Counci 
Building, Fort Wayne, Indiana, on 
of , 19 










DATED: Ves 


Read the third time in full and on motion by 
seconded by Let , and duly adopted, placed y its 
PASSED OSH lowing vote: 





passage. 


NAYS ABSTAINED ABSENT 


AYES 
TOTAL VOTES / | 2) 
BRADBURY bt 
EDMONDS L- 
GiaQUINTA __ 
HENRY 
LONG LO 
LUNSEY an 
RAVINE £— 
SCHMIDT EZ 
TALARICO 
DATED: Y -2X. Litio É 
7 | SANDRA E. KENNEDY, CITY CLERK 


Passed and adopted by the Common Council of the City of Fort Wayne, 





Indiana, as X 3 ) 
(SPECIAL) ZONING) ORDINANCE -RESOŁƏTTON NO. Y-/S -F 
on the 2 fel day of , 19 S A 

ATTEST: AL) 





Lats É henley m 


SANDRA E. KENNEDY, CITY CLERK PRESIDING 


ity of Fort Wayne, Indiana, on 


, 19 L 2) 


Presented by me to the Mayor of the 


o GH day of 







the 





at the hour of Z 92 o'clock 





SANDRA E. KENNEDY, CITY CLERK 
Approved and signed by me this zA day of Valor ' 
19 4t, at the hour of boo o'clock N M., E.S.T. 


PAUL HELMKE, MAYOR 


BILL NO. S5-92-01=14 


REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC WORKS 


DAVID C. LONG, CHAIRMAN 


MARK E. GiaQUINTA, VICE CHAIRMAN 


SCHMIDT, BRADBURY, TALARICO 


WE, YOUR COMMITTEE ON PUBLIC WORKS TO WHOM WAS 


REFERRED AN (ORDINANCE) (RESQRURIAN)  approving Change Order 
—_No. 1 FOR RES, 46221-91 TURTLE CREEK/STARDALE PAVEMENT RESTORA 


= TION 


Board of Public Works of the City of Fort Wa 





HAVE HAD SAID (ORDINANCE) i #+#£=(RES@ZMFXQN) UNDER CONSIDERATION 
AND on LEAVE TO REPORT BACK TO THE COMMON COUNCIL THAT SAID 


ABSTAIN NO REC 





DATED: ise as 


Sandra E. Kennedy 
City Clerk 


Admn. Appr. 


TITLE OF ORDINANCE: _ Change Order #1, Res. #6221-91, Turtle 
Creek/Stardale Pavement Restoration 


DEPARTMENT REQUESTING ORDINANCE: Board of Public Works 


SYNOPSIS OF ORDINANCE: Change Order #1, Res. 6221-91, Turtle 
Creek/Stardale Pavement Restoration was necessary due to an unrelated 
(storm Sewer) pavement failure occurred within the scope of project 
limits. An emergency situation was at hand and was considered "hazardous" 
to both pedestrian and vehicular traffic. Repair resulted in an increase 
which is reflected accordingly. Mergy Construction is the contractor. 


EFFECT OF PASSAGE: Additional pavement replacement was substantial. 
Failed areas are now properly restored and pose no hazard to the general 
public. 


EFFECT OF NON PASSAGE: AD O 1-1 


MONEY INVOLVED (DIRECT COSTS, EXPENDITURE, SAVINGS) $16,116.91 Increase 


ASSIGNED TO COMMITTEE: 


